ಕ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


೫2159. 


ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ; 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು). ' 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ . : 25.03.2021 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚೆವರು ವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
ಈ ಪತೆ ಉತರ 
ಸಂ. ದ್‌ ಸ 
ಅ''[ಮೆಂಡ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಕಳೆದ್‌`ಎರಡು ಸಣ್ಣ ನರಾವ್‌ ನವಾಪಹಕ' ಮೆಂಡ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ "ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ತುಂಬಿಸಲು ಯ ಮೂಲಕ ಸರಗಳನ್ನು ” ತುಂಬಿಸು ಬವ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 


ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ] ಜಿಲ್ಲೆ ವರ್ಷ] ಕಾಮೆಗಾರಿ1 ಅಂದಾಜು ಷೆಚ್ಚ 
ಸಂ ಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮೊತ್ತ 4 
i —T 208 [) 4547800 | 1575764 
pl ಮಂಡ್ಯ 205 | 2 399500 ರರ 
ಒಟ್ಟು 45473500 1525764 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಮುವರವವಕ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಯೋಜನೆಯ 
(ವಿವರ 


ಸದರಿ 
ರೂಪುರೇಷೆಗಳೇನು; 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಳೆಯಾತ್ರಿತೆ ಹನಾಜನಗನಾಗದ್ದು 
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ! 
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದೇ ವಿನ್ಯಾಸಿತ ಅಚ್ದುಕಟ್ಟು 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. “ಆದ 
ಕಾರಣ "ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ "ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ "ನೀರೆತ್ತಿ 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿನ್ಯಾಸಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ 
ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲೌಾಗಿದೆ. 
ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪುರೇಷೆ ಏಿವರಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 


ಸಪರ ಯೋಜನೆಯ ' ಅಂದಾಜು 


| ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಷ್ಯಗಳಲ್ಲ ಫು ನೀರಾವರಿ 


ಸದರಿ "ಯೋಜನೆಗಳ 
ಇದುವರೆವಿಗೂ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ : ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 
(ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಬಂಧ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತೆ 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 


ಹಗಡಯಾಗಿದವ 
ವಿವರಗಳನ್ನು 


ಸಪ 
ರೂ.15,257.64 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


f ಧಾವನ 
ಲಕ್ಷಗಳು. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು “ಯಾವ ನಾಷಗಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತೆದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 


ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ? (ಪ್ರತ್ನೇಕವಾಗಿ ವವರ 
[3 ಸ 


p) 
ನೀಡುವುದು) 


ಕ್ತ [ವರ್ಷ ಮೆಂಜೂರಾದ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ"! ಪ್ರಗತಿಯ] ಟೆಂಡರ್‌ 
ಸ "| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲ್ಲಿರುವ ಪಿಯಯಲ್ಲದವ 
i ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ 
1 |12018-19 9 3 4 | 2 
2 |12019-20 2 — — 2 
ಒಟ್ಟು 11 3 4 


4 
ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿ 


. ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 63 LCQ 2021 


Js AA AM ಈ 
(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾಮಿ) 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2159ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 
- A (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು [ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ? ಮಂಜೂರಾದ ಮೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪು ರೇಷೆಗಳು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ನೀರಿನ ಮೂಲ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಕೆರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಕ್ಷೇರ್‌ 
1 2 3 4 5 Ke 6 7 8 9 10 nn 12 
sl 
2018-19ನೇ ಸಾಲು 
1 ಮಂಡ್ಯ: |ಮದ್ದೊರು ಮದ್ದೂರು ಯೋಜನೆಯ 'ಎಡಕೊಳವೆಯಕ್ತಇಳದೆರುವ R 198.00 ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ rT ಶಿಂಷಾ S408mcft 14.00 ls: 
ಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವ (6.26cusec) 4 
2 [ಮಂಡ್ಯ |ಮೆದ್ದೊರು ಮದ್ದೂರು ಆತೆಗೊರು ಹೋಬಳ ಬ್ಯಾನದಣೆ ವಿತೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯೆನ್ನು 450.00 420.26 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಸಗೊಂಡಔದೆ ಶಿಂಷಾ 41.63 mcft (8.50 : 174.00 1 
[ಪುನ:ಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. cusécs) 
| 3 [ಮಂಡ್ಯ [ಮದ್ದೂರಿ ಮದ್ದೂರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಧಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೆಕನಹಳ್ಳಿ ಹಂದನಕುಪ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 990.00] 750.85 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ | ಮುತ್ತುರಾಯೆನ ಕೆರೆ 30.43 mefi ಭ: 8 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವ ರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ _ | ಫೀಡರ್‌ ನಾಲೆ (14.05 cusecs) 
ಸಾ [ಮಂಡೈೆ [ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಾರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 990.00] 7542 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ನರುತ್ತಡ ಶಿಂಷಾ 37.37 mofl 150.00 2 
" 'ಪುನ:ಶ್ಲೇತನಗೊಳಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ಹನಿ; ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ೨  |ಮಂಡ್ಯ |ಶೀರಂಗಪ್ಟೊಣ [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ 14,400.00| 5,956.58 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೆಗೆತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪೋಣಪಾವನ 192 meft (19 § f 54 
N ಲೋ ಕವಾವಿ ನದಿಯಿಂದ ವಿ: ಕು cusecs} 
y 54 ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 1ಮಂಡ್ಕೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಸಾವ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಾಂಡಪೆಪುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೇಜಿಕೆರ"'ಮಂಭಾಗದೆ್ಲ`'ಚೇವ 950.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ತರೆಯಬೇಕಿದೆ 'ಚೌದ್‌ೆ 5.06 mA (2 -— 2 
ಚಟದ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ cusecs) 
ಣಾಮಗಾರಿ 
7 ಮಂಡ್ಯ [ಪಾಂಡವಪುರ [ಪಾಂಡವಜೆರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾರಿಡವಪೌರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಡಿಂಕಾ ಕೆರೆಯಿಂಡೆ ಇರರ 0.00 ಚಂಡರ್‌ಕಯಚೌಕದೆ ಔಂಕಾ 9.1 mefl (2 - 6 
ಸ ಮಳೆಲೆಕಟ್ಟೆಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರೆ ಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ cusecs) 
ಯೋಜನೆ } 
$ [ಮಂಡ್ಯ ಹಾನಡವಹಕ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬಳಫೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತಿ 19,000.00] 5,653.21 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಡೆ.' ನಾಷ್‌ಕ 276.48 meft (32 1044.00 33 
- | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ವೀರು ತುಂಬಿಸುವ cusecs) 
ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಮೈಕ್ರೋ) ನೀರಾವರಿ ವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
9 |ಮಂಡ್ಯ |ಪಾಂಡವಯುರೆ [ಮೇಲುಕೋಟೆ [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವರ ತಾ ತ್ಯಾದನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಡ್ಡ 8,100.00! 2,401.32 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೆಗಯಶ್ತಡಾದ್‌ ಪಸ್ಟ್‌ 216.00 mcft (25 1344.00 H 
' ಡಸ್ತಯ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಮೊಸಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಸೆಪ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿಕ ; cusecs) 
ಮೂಲಕ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಣಿವೆ ಕೆರೆ ನಿ 
ಸಃ ತುಂಬಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಮೈಕ್ರೋ) ನೀರಾವರಿ ವ್ರವಸ್ಥೆ ಕಲಿಸುವ 
9 | 45,478.00] 15,257.64 
Hl 


ಕ್ರಮ | ಚಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 1 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ ದೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ .ಹಂತ ಹಾನನದ ಕೂಪ ಕಷ್‌ಘ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಸವಾರ 7 ನಾನ್‌ ಇಡ ಸಾಷ್ಯ 
ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಕ್ಷೇರ್‌ ) ” 
1 2 3 4 5 % 6 7 $ 9 10 1 12 
2019-20ನೇ ಸಾಲು i y ; 
1 [ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಪುರ 'Tಮೇಲುಕೋಟೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ್‌ "ಪಾಂಡವರ ತಾ ॥ ಲೋಕಪಾವನಿ ನೆದಿಯಿಂದೆ 3,000.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರ್ರಯಿಯಲ್ಲಿದೆ ಖೋಕವಾವನಿ 132 meft (14 ps 17 
ಎ ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೊ ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
[) cusecs) 
3 ಮಂಡ್ಕ '|ಪಾಿಡವಹುರೆ ನಾಮಫೋಟಿ ಮಂಡೆ 'ಜಲ್ಲೆ. ಪಾಂಡೆವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬಳೆಹತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯೆ 995.00 000 ಚಂಡ ಪೆಕಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ ಬನೆಫೆಟ್ಟ] 22 mcf (3.1 — 4 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಐ EE) 
7 3,995.00] 0.00 Ne ್ಗ 
| y ಸ Fo | 
ನ ೯ ಎಷ್ಣಾಷೌತಗ 48,473.00] 15,257.64 | 


